


陸前 高田 オー トキ ャ ンプ 場 施設 整備 事業 に 係る 基本 協定 


発注 者 と 受注 者 と は 、 RNN leet 欠 委 託 契 約 
及び 工事 請負 契約 に つい て 、 下 記 の と お り 基 本 協定 を 締結 する 。 



























































記 
1 事業 の 名 称 陸前 高田 オー トキ ャ ンプ 場 施設 整備 事業 
2 実施 場所 陸前 高田 市 小 友 町 字 妊 沢 





3 施設 概要 (現在 ) セン ター ハウ ス 1 棟 、 テ ント サイ ト 108 区 画 、 
多目的 サイ ト 1 面 (4, 780 枯 )、 ケ ビン 10 棟 、 サ ニタ リー ハウ ス 4 棟 、 
ドー ム ハ ウ ス 4 棟 





























4 予定 履行 期間 設計 業務 委託 契約 締結 の 翌日 か ら 
令 和 5 年 3 月 15 日 
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5 概算 契約 金額 
(1) 調査 設計 業務 (建築 




























































































業務 委託 金 円 

(うち 取引 に 係る 消費 税 及び 地方 消費 税額 金 ) 
(2) 調査 設計 業務 (土木 ) 

業務 委託 金 円 

(うち 取引 に 係る 消費 税 及び 地方 消費 税額 金 ]) 
(3) 建設 工事 (建築 ) 

請負 代金 総額 金 円 

(うち 取引 に 係る 消費 税 及び 地方 消費 税額 金 円 ) 
(4) 建設 工事 (土木 ) 

請負 代金 総額 金 円 

(うち 取引 に 係る 消費 税 及び 地方 消費 税額 金 円 ) 














6 添付 書類 
(1) 際 前 高田 オー トキ ャ ンプ 場 施設 整備 事業 指定 管理 予定 者 ・ 設 計 ・ 施 工 者 選定 プロ ポー ザル 
実施 要項 
(2) 際 前 高田 オー トキ ャ ンプ 場 施設 整備 事業 業務 要求 水準 書 
(3) 技術 提案 書 
























































7 協定 条項 
(契約 の 締結 ) 





























第 1 条 発注 者 及び 受注 者 は 、 本 協定 の 締結 後 、 設 計 業 務 の 委託 契約 を 締結 する も の と し 、 建 








設 工事 の 請負 契約 に つい て は 、 設 計 業 務 の 完了 後 、 令 和 4 年 9 月 上 旬 3 


約 を 締結 する も の と 











ずる 。 





(契約 内 容 の 決定 方 法 等 ) 
第 2 条 発注 者 及び 受注 者 は 、 前 条 の 契約 を 締結 し よう と する と き は 、 当 該 契約 に 先立ち 、 契 
約 に 係る 工期 、 金 額 そ の 他 の 内 容 に つい て 協議 する も の と する 。 

















2 契約 金額 は 、 陸 前 高 























プロ ポー ザル 実施 要項 第 2 第 2 項 第 1 号 に 示 
ぞ れ に つい て 、 随 意 契 約 の 見 


3 第 1 項 の 協議 は 、 





る も の と する 。 こ の 場合 に お いて 、 受 注 者 は 


き な い も の と する 。 











E で を 目処 と し て 、 契 















































オー トキ ャ ンプ 場 施設 整備 事業 指定 管理 予定 者 ・ 設 計 ・ 施 工 者 選定 
金額 と し 、 調 査 設計 業務 及び 建設 工事 の それ 
積 徴 取 に より 決定 する も の と する 。 



































発注 者 か ら の 申出 に より 開始 され る も の と し 、 協 議 を 開始 し た 日 か ら 14 

















日 以内 に 当該 協議 が 整わ な いと き は 、 発 注 者 が 当該 協議 に 係る 内 容 を 確定 ささ せる こと が で き 






































、 当 該 内 容 に 対し 、 異 義 を 申し 立て る こと が で 





4 発注 者 は 、 前 項 の 規定 に より 当該 協議 の 内 容 を 確定 させ た と き は 、 当 該 確定 させ た 内 容 を 





受注 者 に 通知 する も 








(契約 の 不 締結 ) 





第 3 条 発注 者 は 、 次 に 掲げ る 場合 に 
(1) 予算 等 の 措置 が 講じ られ て いな 


























の と する 。 





























(2) 受注 者 の 経営 状態 が 健全 で な いと 認め られ る と き 。 
(3) 受注 者 が 建設 業法 (昭和 24 年 法律 第 100 号 ) 第 28 条 第 3 項 又 は 第 5 項 の 規定 に よる 営 
業 停止 の 処分 を 受け て いる と き 。 














(4) 設計 業務 の 成果 品 の 内 容 が 、 受 注 者 の 提出 し た 技術 提案 書 の 内 容 を 反映 し た も の で な い 


と 認め られ る と き 




















限り 、 契 約 を 締結 し な いこ と が で きる 。 
\ と き 。 
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(5) その 他 受 注 者 と 契約 を 締結 する こと が 不適 切 で ある と 認め られ る と き 。 
2 受注 者 は 、 次 に 掲げ る 場合 に 限り 、 契 約 を 締結 し な いこ と が で きる 。 








(1) 発注 者 の 承諾 を 
(2) 天災 その 他 避 け 








(発注 者 の 解除 権 ) 

















得 た と き 。 





る こと が で き な い 事変 の 


た め 契 約 を 締結 する こと が 


第 1 項 の 各 号 の いずれ か に 該当 する 場合 に は 、 こ 





2 発注 者 は 、 受 注 者 が 前 条 第 1 項 第 2 号 か ら 第 5 号 の 規定 の いずれ か に 
協定 を 解除 し た と き は 、 発 注 者 に 生じ た 実際 の 損 娠 














の 規定 に 基づき この 
に 対し て 損害 賠償 を 














請求 する こと が で きる 。 





で き な い と き 。 


の 協定 を 解除 する こ 











該当 する た め 、 前 項 
額 に つい て 、 受 注 者 










































































第 5 条 この 協定 書 に 定め る 申出 、 通 知 及び 契約 の 締結 は 、 書 面 に より 行う 。 














第 6 条 受注 者 は 、 自 ら が 提出 し た 技術 提案 書 の 提案 内 容 に つい て 、 誠 実に これ を 履行 する 。 
2 受注 者 は 、 発 注 者 と 十分 に 連携 し て 業務 























(協定 書 の 有効 期間 ) 
第 7 条 この 協定 は 、 土 木 及 び 建 築 に 係る 工事 請負 契約 の 締結 を し た 日 に その 効力 を 失う 。 





















































第 8 条 この 協定 書 に 定め な い 事項 、 こ の 協定 書 に 関し て 疑義 が 生じ た 事項 等 は 、 必 要 に 応じ 、 
発注 者 と 受注 者 が 協議 し て 定め る 。 


















































本 協定 締結 の 証 と し て 、 こ の 協定 書 。 通 を 作成 し 、 当 事 者 記名 押印 の 上 、 各 自 1 通 を 保有 する 。 















































令 和 4 年 月 日 








発注 者 岩手 県 
代表 者 岩手 県 知事 達 増 拓也 印 















































受注 者 代表 者 (指定 



























































印 
構成 員 (設計 者 (建築 ) ) 

印 
構成 員 (設計 者 (土木 )) 

印 
構成 員 (施工 者 (建築) ) 

印 
構成 員 (施工 者 (土木 )) 











